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Sprawozdanie 


Wydziału krajowego o administracyi krajowych funduszów pożyczkowych 
na budowę koszar dla wojska, za czas od 1. listopada 1896 do 81. paź- 
dziernika 1897. 


Wysoki Sejmie! 


Na posiedzeniu z dnia 30. stycznia 1897 powziął Wysoki Sejm następujące 
uchwały : 

„l. Sprawozdanie Wydziału krajowego o zarządzie krajowych funduszów na 
budowę koszar dla wojska, za czas od 1. grudnia 1895 do 31. października 1896 
przyjmuje się do wiadomości. 

2. Jako dotacyę dla kraj. funduszu pożyczkowego dla gmin i prywatnych 
osób na budowę koszar dla wojska, Sejm wstawia do budżetu funduszu krajowego 
na rok 1897 kwotę 111500 zł. w. a. 

8. Jako niedobór osobnego funduszu koszar krajowych na zapłacenie 4% 
odsetek za r. 1897 od 1!--milionowej pożyczki z galic. funduszu propinacyjnego 
zaciągniętej , Sejm wstawia do budżetu funduszu krajowego na rok 1897 kwotę 
58.800 zł. w. a.* 

Wskutek uchwały powyższej wynoszą obecnie dotacye funduszu krajowego 
na utworzenie krajowego funduszu pożyczkowego dla gmin i prywatnych na budowę 
koszar wojskowych, jak następuje : 

W myśl uchwały Wysokiego zaa 


1. z ll. stycznia 1888 . c ; ; : .  1,000.000 zł. 
2. z 5. kwietuia 1892 . : ć : . : i 200.000 , 
3. z 24. września 1892 . l ; ; : . : : 80.000 , 
4. z 80. stycznia 1897 . i : : : ; : o 111.500 , 

Razem ; .  1,891.500 zł. 


Z funduszu tego pozostawało na pożyczkach u gmin i osób 
prywatnych z końcem roku 1896 jak to stwierdza Paa” rachun- 


ków za tenże rok, ogółem . : . 1,885.178 „ 29 ct. 
y roku 1897 do 31 pażdziernika wypłacono gminom: 
1. Brzeżany z przyrzeczonych do L. 72.278/95 resztę . 10.000 zł. — „ 
2. Kołomyja z przyrzeczonych do L. 48.367/96 ze 
180.000 zł. I. rata : 2: dh ; : 47.500 „ — 5 
3. Rzeszów z przyrzeczonych do L. 45. 343/96 ze 
150.000 zł. I. rata ; 50.000 „ — » 
4. Trembowla z przyrzeczonych doL.55. 348/95 z 19.000 zł. 
reszta |. : POND == e 
6. Żółkiew z 'przyrzeczonych do T 29.033/93 ze 
150.000 zł, IL. rata . ; ; , ; ; , 380.000 „ — p 


razem : o 146.500 zł. — ct. 


na pożyczkach przeto pozostawałoby ogółem z 31. paź- 


dziernika 1897 . . 1,581.678 zł 29 ct. 
Gdy zaś gminy w r. 1897 do si października spłaciły 
razem 3 117.243 „ 18 , 
taah przeto „ 1,414.435 zł. 16 ct. 
Prócz wypłaconych powyższym gminom pożyczek na 146.500 zł. — ct. 
spłacony został nadto funduszowi krajowemu dług w kwocie . 51.328 „ 55 y 
czyli razem : . 197.828 zł. 55 et. 
Gdy zaś dochody w tym czasie wynosiły: 
Dotacya . c 0 E . 111500 zł. — et. 
Zwroty od gmin : © . 117.243 „ 18 , 
Odsetki zwłoki ; ; s : lon P oo , 228.898 „ 46 , 
przeto pozostaje zapas z 81.069 zł. 91 ct. 


Do tego doliczyć należy: 
1. Dalsze zwroty od gmin: Brzeżany, Rzeszów i Trem- 


bowla . > ; f ; ; ; ; 9:925 Sh 
2. Odsetki z lokacyi i zwłoki : : 2.595 „ 09 „ 
8. Zapas kasowy i raty od gminy Gródek dla krajo- 
wego funduszu b. korpusu ochotników z r. 1869 . 12.156 „, — » 
Zostawałoby więc do dyspozycyi z ` 55.656 zł. — ct. 


Spodziewany ten zapas powstał głównie z powodu, że gmina Tarnów nie- 
ukończywszy pertraktacyi z wojskowością, także w roku bieżącym niepodniosła 
z przyznanej jej pożyczki reszty w kwocie 50.000 zł. 


Doliczywszy do powyższego O oeCę ZR 55.656 zł. — et. 


dochód roku 1898 około . ; 180.000 „ — p 
Okaże się fundusz dyspozycyjny caeth A : i 185.600 zł. — ct. 
z którego pokryte być mają Pai 
Tarnów jak wyżej . ; ; 50.000 zł 
Kołomyja II. rata . . ; . 47.500 , 

Rzeszów II. rata . * à s : 50.000 „ 
Zółkiew III. rata . . 5 ; : 30.000 , 177.500 „ — p» 


pozostawałaby zatem nadwyżka około ś : 8.100 zł. — ct. 


która może okazać się zawodną, gmina bowiem 'Trembowla niestety znowu zalega 
z ratą półroczną zapadłą jeszcze 1. lipca 1897 w kwocie 4.475 zł, gmina zaś Rze- 
szów wniosła w śródczasie prosbę o odroczenie rozpoczęcia spłaty” rat pożyczki przy- 
znanej do LW. 25.492/94 w kwocie 100000 zł. aż do połowy roku 1898, gdyż wła- 
dze wojskowe dotąd nieodebrały od gminy objektów już zbudowanych. 

Stan przyznanych przez Wydział krajowy lecz do 81. października 1897 nie- 
podniesionych pożyczek przedstawia się jak następuje: 


1. Kołomyja LL. 34.824/95 i 48.367/96 reszta . s . 182.500 zł. 
2. Nowy Sącz „  1r.892/92 i 72.278/95 : : ; -. 80.000 
8. Przemyśl „  19.882/92 i 72 278/95 $ ; : . 100880, 
4. Rzeszów „  32.120/94 i 45.348/96 reszta . ; „ 100.000 , 
5 Stanisławów „  38.556/94 . - ; 3 „. 40.000 , 
6. Stryj „  84.294/95 ewentualnie . ; : . 60.000 „ 
7. Tarnów > 8.601/93 reszta ; ; ; © . 50.000 „ 
8. Zółkiew „ 28.03393 reszta PPZODWOCJE 

9. Złoczów »  44691/97 (Feiwel Rokatyn na dalszą bu- 
dowę koszar dla obrony krajowej) . . 80.000 y 
KA ; . 682.500 zł. 


Z powyższych promes A do PE” 
W roku 1898 jak wyżej . - i A . 177.500 


n 


W roku 1899: 
Kołomyja III. rata 47.500 zł, 
Rzeszów reszta 59.000 , 
Zółkiew IV. rata . 30.000 , 
Razem 127.500 zł. 
W roku 1900: 
Kołomyja IV. i ostatnia rata 37.500 zł. 
Stanisławów 40.000 , 
Żółkiew reszta 30.000 „ 
Razem 107.500 zł, 
. W roku 1901 i 1902: 
Złoczów (Feiwel Rohatyn) 80.000 zł. 
W roku 1908: 
Stryj  . 60.000 „ 
W roku 1904: 
Nowy Sącz 30.000 zł. 
Przemyśl 100.000 „ 
Razem 180.000 zł. 
Suma j. w. . . 682.500 zł, 


Wydatki powyższe znajdą zupełne pokrycie w bieżących dochodach wła- 
snych funduszu, 

Bliższe szczegóły co do dochodów i wydatków tego funduszu w roku 1896, 
znajdują się w zamknięciu rachunków za tenże rok, przedłożonem osobno Wyso- 
kiemu Sejmowi. 

Komenda XI. korpusu odniosła się do Wydziału krajowego o przyznanie F. 
Rohatynowi na dalszą budowę koszar dla obrony krajowej w Złoczowie nowej po- 
życzki na 80.000 zł. 

Odezwą z 8. lipca 1897 L. 839.271 oświadczył Wydział krajowy, że 
sprawę powyższą mógłby w ogóle dopiero wówczas wziąć pod rozwagę, gdyby Ko- 
menda rzeczoną budowę uznała nietylko za nagłą i niezbędną ale także za ważniej- 
szą od tych koszar, które w najbliższych latach miałyby być zbudowane. 

W wypadku bowiem przychylnego załatwienia prosby F. Rohatyna, zostałby 
koszarowy fundusz pożyczkowy prawie całkiem wyczerpany a tem samem przyznanie 
dalszych pożyczek gminom zostałoby prawie uniemożliwione zwłaszcza, skoro część 
rozporządzalnego w latach 1901 i 1902 funduszu zachowaną być musi dla Przemy- 
skiej Komendy (Przeworsk). 

Pismem z 12. lipca 1897 L. 8.067 oświadczyła Komenda, że zamierzona 
budowa koszar w Złoczowie jest rzeczywiście nietylko nagłą i niezbędną ale i wa- 
źniejszą od budowy koszar dla takich oddziałów, które pomieszczenie swe już mają, 
jednakże dla wadliwości tego pomieszczenia lub dla innych przyczyn, nowe koszary 
dla tych odziałów zbudowane być mają. 

W obec tego oświadczenia zniewolony był Wydział krajowy rozp. z 16. 
lipcą 1897 L. 44.691 wydać F. Rohatynowi promesę na 80.000 zł. płatną w latach 
190i i 1902. 

Dla braku zaś powyższych warunków ważności i nagłości budowy odmówił 
Wydział krajowy w roku bieżącym przyznania pożyczek następującym gminom: 

1. Jaworów LW. 2.886/97 . 3 . 60.000 zł. 

na budowę koszar dla jednego szwadronu konnicy. Prośbę 
swą motywowała gmina prócz brakiem odpowiedniego fun- 
duszu, także potrzebą podniesienia miasta. 


2. Kraków LW. 71. 015/96 . ; . ; i 3 . 42.000 „ 
na roszerzenie koszar obrony krajowej. 
3. Rzeszów LW. 34.022797 . . * ; : » -ONO y 


na roszerzenie koszar obrony Kajana: 
Razem s . 212.000 zł. 


Ponadto wniosła gmina Buczacz LW. 59311/97 prosbę o poparcie jej starań 
o stałą załogę wojskową (batalion obrony krajowej Nr. 70) celem podniesienia eko- 
nomicznych stosunków gminy i uzyskanie w tym celu budowy koszar kosztem 

aństwa, 

j Poparcia tej prośby Wydział krajowy odmówił. Wojsko powyższe bowiem 
ma już swe pomieszczenie (w Stanisławowie) i z tego właśnie powodu jak i z po- 
wodu niestosunkowo niskiego kredytu w budżecie państwowym na budowę koszar 
wojskowych w Galicyi (przedewszystkiem dla wojska liniowego), nie można łudzić 
się nadzieją przychylnego załatwienia prosby gminy. 

Na pomoc zaś funduszu krajowego gmina liczyć nie może również z powodu 
pomieszczenia już rzeczonego wojska w innej gminie, jak niemniej dla zupełnego 
wyczerpania funduszów promesami na cały szereg lat naprzód. 

Wreszcie wniosła gmina Kołomyja w ostatnim czasie (LW. 66.407/97) pro- 
śbę o przyznanie choćby na czas późniejszy pożyczki 180.000 zł. na rozszerzenie ko- 
szar dla obrony krajowej, upatrując w pomnożeniu wojska w gminie środek do po- 
dniesienia jej stosunków ekonomicznych. Prośba ta jest w toku załatwienia. 

W związku z ostatniemi sprawami pozostaje sprawa pomocy e. k. Rządu dla 
kraju względnie gmin przy budowie koszar dla wojska, względnie budowa tych ko- 
szar kosztem państwa, jak tego domagała się rezolucya Wysokiego Sejmu z 15. 
stycznia 1896, wystosowana do e k. Rządu. 

Sprawę tę ponowił Wydział krajowy przy przedstawieniu swem przeciw natar- 
czywemu żądanin wojskowości o przyznanie gminie Przeworsk bezprocentowej po- 
życzki w kwocie 140.000 zł. na budowę koszar normalnych dla jednego szwadronu 
konnicy, pomieszczonego wówczas w zabudowaniach należących do ordynacyi Prze- 
worskiej. 

om, z 20. kwietnia 1897 L 32.726 (LW. 25.544/97) zawiadomiło Wydział 
krajowy c. k.. Namiestnietwo w powyższej sprawie, „że e. i k. Państwowe Mini- 
sterstwo wojny według reskryptu z 28. marca 1897 L. 1.189 oddz. 11., wydanego do 
Komendy 10. korpusu w Przemyślu, nie przychyliło się do popartego przez 
c k. Namiestnietwo żądania Wydziału krajowego co do zupełnego 
względnie czasowego (do końca 1904) uwolnienia kraju od obo- 
wiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów na pomieszczenie woj- 
ska“, oraz „że wskutek tego samego reskryptu jeden szwadron konnicy stanowiący 
stałą załogę Przeworska, na razie czasowo, aż do dostarczenia wspólnych pomie- 
szczeń, w gminach Przeworsk i Budy przeworskie został oddzielnie zakwaterowany*. 

Do 81. października 1897 wypłacił Wydział krajowy gminom i osobom 
prywatnym w ogóle i ściągnął: 


wypłacono: ściągnięto: 
i Boeinieeie e 31.000 zł. 20.666 zł. 50 et. 
2. Brzeżany . . . . . 39.000 „, 28.168 „ — , 
8. Czotbkówz . » .. «. «a AO 28.878 „ 84 , 
4. Grólelem=«=. = „** 20.000 „ 20.000 „ =, 
br Jiitiosława « «+ . ©. «mŻMOGO0 4 118.894 „ =, 
Ga Tovon +wa | w o. 38.000 „, 10000 „=. 
m Koroma ©. „ ©. « aar Sommo „ BO 
8. Kraków >... ./«. „o SIGBIGOOO", 68.344 „ — , 
dw kiżów 1: a * WAM 60.000 „ 55.000 „ — , 
TOR kanem a « , „w=« 2.000 , AWG = , 
1i Noway Ceos a Th . 35.000 ,„ 20030, (2 
12a Przemy le, „4. . .„ _ IODODBR 68.325 „ — , 
138. Rzeszów . . . . . 282.000 , (m2362 O 
14 amok apoc h | «x 80.700 ,, 32.284 p — y 
15. Stanisławów . . . . 100.000 , 8LOBFT "=, 
IE Stry wę dow. 61.000 „ 30.928 „ 16 , 
14 Parnepo*."=r m 15.000 , 88.386 „ — , 
Is fMamów.... . wa: 4. 150600 41.674 „ — , 
19. Trembowlia. '. * —. ALISON 68.725 „ — , 
20! ZdocZOR am. 1 5 2 31.000 , 18.508 „ — , 
allo 9% Feiwel Rohatyn 130.000 , 6.500 „ — , 
22. Zółkiew . „A. 210.000 „ 36.000 „ = , 


2,816.950 zł. 902.514 zł. 84 et. 


Z funduszu b. korpusu ochotników: 


23 GIMOICE”. "NET". i. 50.000 zł. 4.500 zł. 
Ogółem . . . 2,366.950 zł. 907.014 zł. 84 ct. 
Fundusz b. korpusu ochotników zr. 1859 składa się podług 
zamknięcia rachunku za rok 1896 z Pai do SW Gródek . . 48.000 zł. 
zapasu kasowego" * IRT . „7. . sk Pe e w „JES 
B razem . . . 57.656 zł. 


Zapas powyższy jest razem z ratą spłaconą przez gminę Gródek za r. 1897 
w kwocie 2.500 zł. ulokowany na 40, książeczce Banku krajowego. 


Fundusz na budowę koszar krajowych został w r. 1896, jak 
to stwierdza zamknięcie rachunku za tenże rok, oL aż do zapasu kaso- 


WOSOREOWNIEYY o o AG oo 27. o a at o O i iA C 
rrarlokacyjeteszta RW... . nnana e a E TO 
razem . . . 8.105 z 50 ct. 


W roku 1897 zaś do 31. pażdziernika 1897 wpłynęły na- 
stępujące dochody : 
1. Dotacya z funduszu krajowego uchwalona przez Wys. 
Sejm dnia 80 stycznia 1897 . . .. . . . . 58.800 zł. — 
2. Czynsze z koszar krajowych za czas od 1. września 
1896 do 31. grudnia 1897: 
a) koszary kawalerzyckie imienia Cesarza Franciszka 
Józefa I. na Wulce we Lwowie 25.495 zł. 25 et. 
b) koszary dla strzelców w Mostach 


wielkich . . . . AJQITĄ pól 4 
c) koszary dla sztabu kawal. i | pio- 
nierów w Mostach wielkich . ©  2K0EP „20 e. 
d) koszary dla biura tegoż sztabu 
i mieszkanie pułkownika . © 1482 „ „A a 
e) szpital w Mostach wielkich od L 
czerwca 1897 . . . . CIS Bd > 
f) koszary dla strzelców w 7 Rawie 
ruskiej . „ 1506/84 IDZ * 
g) koszary dla strzelośw w Tyambowii 15.658 zz, Kl RYŚ 
h 5 P w Zaleszczykach 16.680 „ 821/, „ 90.718 zł. 68 ct. 
8. Odsetki z lokacyi uzyskane i spodziewane . . . . . 880 zł. 87 ct. 
Ogółem zatem . . . 153.000 zł. — 


W tymże samym czasie wydano: 
a) Zwrot funduszowi krajowemu zaliczki na opłatę odse- 
tek od 1'/, milion. pożyczki za czas od 1. września 


do 81. grudnia 1896 . . . . . . 20.000 zł. — et. 
b) Spłata na kapitał od pow. pożyczki 40.000 „ — , 
c) Odsetki od pow. pożyczki za l/ry. 1897 29.780 „ — 5 
d) Na przyrządy do gaszenia ognia . 2500, — » 


e) Asekuracya wszystkich budynków 
z wyjątkiem szpitala w Zaleszczykach 1.771 „ 97 , 

f) Należytości przenośne za grunta . . 1.289 „ 42 , 

5, Rozmaite wydatki . . %. we. OU,  80r4 
Spodziewane wydatki do końca roku 1897: 
1. Odsetki od 17/, mil. PoRYSZE za ILljry 1897 29.200 „ — 
2. Asekuracya 1897/8 . 400, — ay r 
8. hh kosztów budowy na koszta utrzy- 

mania za czas od 1. września 1896 do 

SWEPUANIa LÓDZ, .*% 5 "* „JAZZ — A 
4. Należytości przenośne reszta około . . 1.058 w 2o 


Razem przeto wydatki r. 1897 .. . 142.000 zł. — 


Pozostanie przeto zapas ... 11.000 zł. — 


Zapas ten powstał głównie z powodu większego dochodu w czynszach od 
spodziewanego o 7.400 zł. i oszczędności w wydatkach na przyrządy do gaszenia 
ognia, podatki i inne około 3.600 zł. 


Co do przyrządów do gaszenia ognia, których dostarczenia dla wszystkich 
pięciu kompleksów krajowych koszar zażądała c. i k. Komenda XI. korpusu pi- 
smem z 7. listopada 1896 L. 4110, a które podług dołączonego do tego pisma wy- 
kazu kosztowałyby około 7.400 zł,, nadto zaś wymagałyby kosztownego utrzy- 
mania i uzupełniania, zasięgnął "Wydział krajowy opinii fachowej komen- 
danta miejskiej straży pożarnej we Lwowie i na tej podstawie odezwą z 31. gru- 
dnia 1896 L. 70.716 sprzeciwił się wygórowanym pod tym względem żądaniom, 
ofiarując równocześnie na ten cel kwotę 2.500 zł. pod warunkiem, że wojskowość 
sama własnym kosztem utrzymywać będzie i uzupełniać wspomniane przyrządy 
przez cały czas 25-letniego używania koszar, w zamian czego przyrządy te pozo- 
staną własnością zarządu wojskowego. 

Pismem z 13. lutego 1897 L. 70 przyjęła c. i k. Komenda XI. korpusu po- 
wyższą propozycyę i Wydział krajowy wypłacił jej odezwą z 16. lutego 1897 L. 
10.451 kwotę 2.500 zł. 

Pismem z 6. marca i 11. czerwca 1897 nadesłała Intendantura XI. korpusu 
Wydziałowi krajowemu wykazy należytości wynagrodzenia za wszystkie koszary 
krajowe z wyjątkiem szpitala wojskowego w Zaleszczykach, który dotąd jeszcze 
do użytku oddany nie został i z wyjątkiem wynagrodzenia za kuźnię i otwarte 
ujeżdżalnie we Lwowie, wynagrodzenie bowiem za nie zależnem jest od wysoko- 
ści kosztów budowy, a rachunki tych kosztów ze sprawdzenia w Wiedniu dotąd 
jeszcze zwrócone nie zostały. 


Podług powyższych wykazów miałoby wynagrodzenie roczne wynosić: 
a) Podług 1. klasy taryfy za koszary "O na 


Wulce we Lwowie . ., = LOSNISNZAAIO"/, et 
b) Podług 9.klasy taryfy za a koszary strzeleckie w Mo- 

stach wielkich . .  PATZE zę BOS 
c) Podług 9. klasy taryfy z za koszary ‘dla biur sztabu 

kawal. i pomieszk. pułkown. . . „ „JIS zk 56 ct, 
d) Podług 9. klasy taryfy za a dla sztabu kawal. 

i pionierów . "SPA BECCEC TY 
e) Podług 9. klasy taryfy za a szpital wojskowy 2.5550 000 >. 15488 


f) Podług 7. kl. taryfy za kosz. strzel. w Rawie rusk. 11.758 „ 90 , 
Trembowli 11.758 „ 90  „ 


n 5 n ” ” 


g) 
h) 


pz - * % Zaleszczykach 12.505 „ 90 , 
razem . . . 68.599 zł, 54 ct. 


Do tego spodziewane wynagrodz. za szpit. w Zaleszczykach 1.286 „ —  , 
Za ujeżdźalnie we Lwowie . . . . i s « 1» - : = 5 


Za kużnię wę Lwowie. = +» » -. „ „, „AJz=e + SIANA 0, 
Ogółem . . . 70.487 zł. 54 et. 


Przeciwko wymiarowi powyższego wynagrodzenia wniósł Wydział krajowy 
odezwami z 30. maja 1897 L. 16.859 i 16. czerwca 1897 L. 36.605 przedstawienia, 
zdaniem bowiem Wydziału krajowego, Intendantura zatosowała nieodpowiednie 
pozycye taryfy na szkodę funduszu krajowego, albo też nie przyznała wynagro- 
dzenia za dostarczone niektóre ubikacye. 


Pismem z 16. lipca 1897 L. 3.961 oświadczyła jednak c. i k. Komenda XI. 
korpusu, że wykazy wynagrodzenia zostały poddane ponownej rewizyi i znalezio” 
no je zgodne z przypadającem wynagrodzeniem i dla tego, nie może zarządzić 
zrektyfikowania rzeczonych wykazów, że jednak równocześnie przedkłada sprawę 
do decyzyi c. i k. Państwowemu Ministerstwu wojny (LW. 45.821/97). 

Dalszej odpowiedzi w powyższej sprawie Wydział krajowy dotąd nie 
otrzymał. 

W sprawie przeniesienia gminy Mosty wielkie do Gej, gminy Trembowli 
zaś do Bej klasy wojskowej taryfy czynszowej, zakomunikowało nam c. k. Namiest- 
niectwo odezwą z 12. kwietnia 1897 L. 30.566 odpowiedź Ministerstwa obrony kra- 


jowej z 81. marca 1897 L.5.881/II b., podług której Ministerstwo skarbu wspólnie 
z państwowem Ministerstwem wojny nie uwzględniło tutejszych przedstawień z 8. 
i 80. czerwca 1869 L. 35.221 i L. 40.822 najpierw z tego powodu, że gminy po- 
wyższe nie dostarczały w czasie przed końcem roku 1895 mieszkań dla oficerów 
i gażystów, następnie zaś dla tego, ponieważ zdaniem Ministerstwa obrony krajo- 
wej „ugoda, którą Wydział krajowy zawarł w dniu 26. maja 1895 z administra- 
cyą wojskową co do budowy koszar normalnych na koszt kraju, nie może oddzia- 
ływać na prawne postanowienia noweli do ust. kwater. z dnia 25. czerwcą 1895. 
Dz. pp. Nr. 100 co do warunków prawnie wymaganych do zarządzenia wyjątko- 
wej nowej klasyfikacyi stacyi ząłóg wojskowych, że jednak Wydziałowi krajowe- 
mu musi być pozostawionem, co do ewentualnych zobowiązań wywołanych 
wspomnianą wyżej ugodą, ułożyć się we właściwej drodze z aministrącyą 
wojskową“. 

Z tego powodu odniósł się Wydział krajowy najpierw odezwą z 10. maja 
1897 L. 24.596 do Komendy XI. korpusu o porozumienie się w powyższej sprąwie, 
a gdy porozumienie to dla brakn upoważnienia dla tejże Komendy ze strony włądz 
centralnych, do skutku doprowadzone być nie mogło, pismem z 15. września 1897 
L. 30.904 do Ministerstwa obrony krajowej i państwowego Ministerstwa wojny 
udzielając rónocześnie odpis c. k. Prezydyum Namiestnictwa i c. i k. Komendzie 
XI. korpusu z prośbą o poparcie. 

W piśmie tem upraszał Wydział krajowy już tylko ze względu na istnie- 
jące w gminach Mosty wielkie i Trembowla koszary krajowe, zbudowane na pod- 
stawie osobnej umowy i na podstawie ustawy kwaterunkowej z roku 1879, o re- 
klasyfikacyę i przyznanie funduszowi krajowemu wynagrodzenia podług 6ej wzglę- 
dnie Bej klasy wojskowej taryfy czynszowej, wyłączając w ten sposób upadłą 
jaż aż do końca r. 1900 sprawę podwyższenia wynagrodzenia dla gmin, o ile one 
ze swej strony koszary dla wojska dostarczają. 

Odpowiedzi na te pisma Wydziął krajowy dotąd nie otrzymał. 

Sprawa żądanego przez administracyę wojskową zwrotu użytej przez Wy- 
dziął krajowy z 1*h-milionowego kredytu na częściowe pokrycie odsetek biernych, 
kwoty 35.840 zł., nie została dotąd merytorycznie załatwioną. 

Preliminarz funduszu koszar krajowych na rok 1898 przedłożony został Wy- 
sokiemu Sejmowi jako załącznik do rubr. XVII. wydatków preliminarza funduszu 


krajowego, gdzie jako dotacyę dla funduszu koszar krajowych na tenże rok wsta- 
wiono kwotę 28.400 zł. 


Powołując się na szczegóły tegoż preliminarza 1 zamieszczone w nim wyjaśnie- 
nia, Wydział krajowy zaznacza, że na podstawie uchwały Wysokiego Sejmu z 8. 
lutego 1595, powziętej w sprawie zarządu funduszów na budowę koszar dla wojska 
za czas od 1. stycznia do 30. listopada 1894., mają być co roku do budżetu fundu- 
szu krajowego jako dotacya dla funduszu koszar krajowych wstawiane 4°% odsetki 
od każdocześnie dłużnego jeszcze funduszowi propinacyjnemu kapitału z 1!/, milio- 
nowej pożyczki. 

Na rok 1898 wynoszą rzeczone odsetki 57,200 zł., wstawiono zatem jako do- 
tacyę kwotę o 28.800 zł. mniejszą, w skutek czego i w roku 1898 fundusz krajowy 
zwróci funduszowi propinacyjnemu w kapitale tylko kwotę 40.000 zł. 

Gdy jednak przy takiej spłacie kapitału amortyzacya 11, milion. pożyczki, 
zdaniem Wydziału krajowego, trwałaby zanadto długo, gdy dalej w myśl powołanej 
wyżej uchwały Wysokiego Sejmu z 8. lutego 1695, fundusz krajowy taki sam po- 
nosić ma ciężar na budowę koszar, jaki ponosiłby, gdyby 1*/4 milon. pożyczka udzie- 
loną została gminom lub osobom prywatnym, gdy wreszcie ułożenie sposobu i czasu 
zwrotu funduszowi propinacyjnemu 1'/, milion. pożyczki został odroczony, zmuszony 
będzie Wydział krajowy wstawiać do preliminarzy funduszu krajowego od roku 
1899 począwszy, pełne sumy odsetek rocznych od resztującego kapitału z-11/, milio- 
nowej pożyczki na budowę krajowych koszar zaciągniętej, natomiast w preliminarzu 
funduszu koszar krajowych podwyższać będzie stosownie raty na spłatę kapitału 
z powyższej pożyczki. 


Na podstawie niniejszego sprawozdania Wydział krajowy wnosi, Wysoki 
Sejm raczy uchwalić: 


„Sprawozdanie Wydziału krajowego o administracyi krajowych funduszów 
pożyczkowych na budowę koszar dla wojska za czas od 1. listopada 1896 do 31. 
października 1897, Sejm przyjmuje do wiadomości. 


Z Rady Wydziału krajewego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem. 


Lwów, dnia 15. listopada 1897. 


Marszałek krajowy 
S. Badeni mp. 


Sprawozdawca 
Dr. Józef Wereszczyński mp. 
Członek Wydziału krajowego. 


